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1 工事 概要 
1) 工 事 名 経営 体育 成 基 盤 整備 事業 荻 ノ 給 地区 第 21 号 工事 
(2) 工事 場所 奥州 市 胆沢 南都 田 地内 
(3) 工事 内 容 本 暗 楽 工 A=9.2ha、 補 助 暗 泌 工 A=9.2ha 
(4) 工 期 契約 の 翌日 か ら 令 和 4 年 6 月 30 
(5) 工事 予定 額 工事 予定 額 の 上 限 は 、27, 689 千 円 (税込 ) と する 。 
(6) 目 的 本 工事 は 、 ほ 場 の 排水 不良 を 改善 する た め 、 暗 泥 排 水 工事 を 行う も の で ある 。 
(7) 仕 様 農業 土木 工事 共通 仕様 書 (URL:https://www. pref. iwate. jp/sangyoukoyou/nous 

















on/gi jutsujouhou/1008861. html) 、 別 添 の 特記 仕様 書 ( 暗 朱 排水 工 (自動 埋設 型 暗 
所 工 ) 特記 仕様 書 ) 及び 図面 に よる 。 



























































2 見 積 書 を 徴収 する 相手 方 の 特定 
見 積 書 を 徴収 する 相手 方 は 、 企画 競争 に 参加 し た 者 の うち 、4 に 示す 企画 提案 書 を 審査 し 、 評 
価 点 が 最も 高い 者 と する 。 




























































































3 応募 資格 
本 工事 の 応募 資格 は 、 次 に 掲げ る 条件 の 全て を 満た す 者 で ある こと 。 

(1) 2020・2021 年 度 県 営 建 設 工事 競争 入札 参加 資格 者 名 短 の 土木 工事 B 級 に 癌 録 さ れ て いる 者 
で 、 娠 手 県 内 に 主たる 営業 所 (建設 業法 (昭和 24 年 法律 第 100 号 ) 第 7 条 に お ける 経営 業務 
の 管理 責任 者 を 置く 営業 所 ) を 有する こと (以下 、「 登 録 業 者 」 と いう 。)、 又 は 公益 社団 法人 
(公益 社団 法人 及び 公益 財団 法人 の 認定 等 に 関す る 法律 (平成 18 年 法律 第 49 号 ) (以下 、「 公 
益 法人 認定 法 」 と する 。) 第 2 条 第 1 項 第 1 号 に 規定 され る 法人 ) 若しくは 特例 社団 法人 (一 
般 社 団 法 人 及び 一 般 財 団 法 人 に 関す る 法律 及び 公益 社団 法人 及び 公益 財団 法人 の 認定 等 に 関 
する 法律 の 施行 に 伴う 関係 法律 の 整備 等 に 関す る 法律 (平成 18 年 法律 第 50 号 ) (以下 、 「 関 係 
法律 整備 法 」 と いう 。) 第 42 条 第 1 項 に 規定 され る 法人 ) (以下 、 公 益 社 団 法人 及び 特例 社団 
法人 を 「 公 益 社 団 法 人 等 」 と いう 。) の うち 、 定 款 で 建設 工事 (建設 業法 第 2 条 第 1 項 に 規定 
する 建設 工事 を いう 。) の 実施 を 定め て お り 、 岩 手 県 内 に 事 (公益 法人 認定 法 第 7 条 第 1 

号 に 規定 され る 事務 所 、 又 は 関係 法律 整備 法 第 40 条 第 2 項 に 規定 され る 定款 に お いて 

定め る 事務 所 を いう 。) を 有する こと 。 

(2) 地方 自治 法 施行 令 (昭和 22 年 政令 第 16 号 ) 第 167 条 の 4 第 1 項 及 び 第 2 項 各 号 の いずれ の 

規定 に も 該当 し な い 者 で ある こと 。( た だ し 、 被 補助 人 、 被 保 佐 人 又は 未成 年 者 で あっ て 、 契 

約 締 結 の た め に 必要 な 同意 を 得 て い る も の を 除く 。) 

(3) 登録 業者 に あっ て は 、 建 設 業法 第 27 条 の 23 第 2 項 に 規定 する 経営 事項 審査 (平成 16 年 3 

月 1 日 以降 に 申請 し た も の に あっ て は 、 総 合 評 定 値 を 取得 し て いる も の に 限る 。( 以 下 、「 経 営 

事項 審査 」 と いう 。)) の 有効 期間 (経営 事項 審査 の 審査 基準 日 か ら 1 年 7 月 ) を 経過 し て いな 

いい ご と 。 

(4) 登録 業者 に あっ て は 、 建 設 業法 第 28 条 第 3 項 又 は 第 5 項 の 規定 に より 、 本 県 を 含む 地域 で 

対象 工事 に 対応 する 業種 に つい て 営業 の 停止 を 命ぜ られ た 者 で 、「 企 画 提案 書 の 提出 に つい て 
(様式 企 一 1)」 を 提出 し た 日 か ら 見 積 書 を 徴収 する 相手 方 を 特定 する 日 まで の 間 に そ の 処 
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分 の 期間 が 経過 し て いな い 者 で な いこ と 。 





(5) 会 社 更生 法 (平成 14 年 法 有 
于 生 法 《〈 平 成 11 4 























は 民事 











土 整備 
(6) 








「 企 画 提案 書 


別に 定め る 入 




















を 特定 する 






































け で いな いこ と 。 


























































































































まで の 間 に 、 県 か ら 県 営 建設 工 ヨ 
(平成 7 年 2 月 9 日 付け 建 振 第 281 号 ) に 基づく 指名 





























E 法 律 第 225 号 ) に 基づき 再生 
[参加 資格 の 再 認定 を 受け た 者 を 除く 。) で な いこ と 。 
か ら 見 積 書 を 徴収 する 











手続 開始 の 






































第 154 号 ) に 基づき 更生 手続 開始 の 申立 て が な され て いる 者 文 
立て が な され て いる 者 (県 























の 提出 に つい て (様式 企 一 1)」 を 提出 
『、 又 は 一 般 委託 契約 に 係る 指名 
E 若 し く は 文書 区 
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停止 等 措置 基準 


伴う 非 指 名 を 受 
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(7) 平成 18 年 4 月 1 日 以降 に 、 元 請 又は 一 次 下請 と し て 施工 面積 2 ha 以上 の 暗 近 排水 工事 ( 自 
動 埋 設 型 暗 楽 工法 に 限ら な い 。) を 施工 し た 実績 ( 国 、 地 方 公共 団体 、 土 地 改 良 区 又は 国立 研 
究 開発 法人 森林 研究 ・ 整 備 機構 (当該 法人 が 事業 承継 し た 旧 緑 資源 機構 等 を 含む 。) が 発注 し 
た 建設 工事 の 実績 に 限る 。) を 有する こと 。( 特 定 共同 企業 体 ま た は 経常 共同 企業 体 の 構成 員 と 
し て 施工 し た 工事 に つい て は 、 出 資 比 率 が 20% 以 上 の 場合 に 限る も の と する 。) 

(8) 1 に 示 し た 工事 に 、4 に 示す 受付 期限 の 最終 日 に お いて 、3 ヶ月 以上 雇用 し て いる 者 を 、 主 
任 技術 者 又は 監理 技術 者 と し て 配置 で きる こと 。 

(9) 役員 等 が 、 禁 力 団員 に よる 不当 な 行為 の 防止 等 に 関す る 法律 (平成 3 年 法律 第 77 号 ) 第 2 
条 第 2 号 に 規定 する 禁 力 団 、 耕 力 団員 ( 同 法 第 2 条 第 6 項 に 規定 する 又 力 団員 を いう 。) 又は 
禁 力 団 若しくは ウ 奉 力 団員 と 密接 な 関係 を 有 し て いる 者 で は な いこ と 。 
企画 提案 書 の 受付 期限 及び 提出 方 法 
企画 競争 に 参加 する 者 は 、「 企 画 提案 書 の 提出 に つい て 」 (様式 企 一 1) を 令 和 3 年 7 月 28 

日 ( 水 ) か ら 令 和 3 年 8 月 11 日 ( 水 ) まで に 、 8 に 示す 応募 ・ 照 会 等 窓口 に 持参 の うえ 、 提 出 

する こと 。 
受付 は 月 曜日 ~ 金 曜日 (祝祭 日 を 除く ) の 午前 9 時 か ら 午 後 5 時 まで と する 。 (正午 て 午後 1 

時 を 除く 。) 

(1) 企画 提案 書 の 記載 内 容 は 以下 の 項目 と する 。 


ア 工事 の 実施 方 法 及 び 手 順 









































H 動 埋 





ョ yy 
設 型 暗 3 








了 工事 の 実施 工程 (企画 提案 
工種 毎 の 工事 工程 を 具体 的 に 記 








到 




















日 を 加算 し た 











ら す ②。 








等 (企画 提案 書 
工法 に よる 工事 の 実施 方 法 及び 手順 等 を 具体 的 に 記載 する こと 。 
様式 2) 
隊 す る こと 。 な お 、 着 手 日 は 、 企 画 








様式 1 ) 




















ワウ 登録 業者 及び 公益 社団 法人 等 (以下 、「 会 社 等 」 と いう 。) の 施工 実 






































































































































































































































績 及び 配置 巴 

































































の 施工 経験 (企画 提案 書 様式 3) 
平成 18 年 4 月 1 日 以降 の 自動 埋設 型 暗 札 工法 に よる 工事 の 実績 及び 経験 を 記載 する こ 
GS 
エ 工事 の 出来 形 管理 及び 品質 管理 方 法 (企画 提案 書 様式 4) 
出来 形 管 理 及び 品質 管理 の 方 法 を 具体 的 に 記載 する こと 。 
オ 積算 内 訳書 (企画 提案 書 様式 5) 
企画 提案 書 の 内 容 を 踏ま えた 積算 内 訳 を 記載 し 、 併せ て 、 本 暗 朱 工 及 び 補 助 暗 朱 工 に つい 
て の 施工 歩 掛 も 記載 する こと 。 
積算 内 訳書 の 内 容 に つい て 、 別 途 聞 き 取 り 調 査 等 を 行う 場合 が ある 。 
な お 、 見 積 書 を 徴収 する 相手 方 に 特定 され た 場合 は 、 積算 内 訳書 の 合計 金額 を 超え た 価格 
で の 見 積 書 の 提出 は で き な い も の と する 。 










































































(2) 評価 の 項目 及び 内 容 は 、 以 下 の と お り と する 。 
評 価 項 目 評 価 内 容 
実施 方 法 の 妥当 性 工事 の 目的 、 内 容 を 理解 し 、 工 事 の 実施 方 法 等 が 適切 で ある か 。 
本 工事 の 実施 工程 全体 工程 及び 工種 毎 の 工程 が 適切 で ある か 。 
施工 実績 及び 施工 経験 | (1) 会 社 等 が 、 元 請 と し て 、 自 動 埋設 型 暗 染 工法 の 施工 実績 を 有 し て いる か 。 











(2) 配 
















































































予定 技術 者 が 、 主任 技術 者 又は 監理 技術 者 と し て 、 自 動 埋 
工法 の 施工 経験 を 有 し て いる か 。 




















二 ji 二 > 
设 型 暗 渠 































































































出来 形 管理 及び 品質 管 出来 形 管理 及び 品質 管理 の 方 法 が 適切 で ある か 。 
理 方 法 の 妥当 性 
費用 の 妥当 性 (1) 費用 が 妥当 で ある か 。 
(2) 経済 的 に 有利 で ある か 。 
5 質問 書 の 受付 及び 回 答 方 法 
公告 に 対し て 質問 が ある 場合 は 、 書 面 (様式 任意 。F AX に よる 提出 可 ) に より 令 和 3 年 8 月 
(月 ) まで に 、8 に 示す 応募 ・ 周 会 等 窓口 に 提出 する こと 。 ま た 、 人 質問 書 に 対す る 回 答 は 、 
令 和 3 年 8 月 5 日 ( 木 ) まで に 書面 に より 回 答 する 。 











































































































審査 結果 の 通知 
企画 競争 に 参加 し た 者 に 対 し て は 、 企 画 提案 書 の 審査 結果 を 通知 する 。 




















7 その他 
(1) 応募 資格 を 満た し て いる 者 で あっ て も 、 次 の 各 号 の いずれ か に 該当 する と き は 、 応募 資格 を 





認め な いこ と が ある 。 




























































































ア 不正 又は 不誠実 な 行為 が ある こと 。 
イ 経営 状況 が 著しく 不 健 全 で ある と 認め られ る こと 。 





























ウ 県 営 建設 工事 に 係る 施工 成績 が 著しく 不良 で ある こと 。 






































エ 安全 管理 の 状況 が 県 営 建設 工事 の 受注 者 (以下 「 受 注 者 」 と いう 。) と し て 不適 当 で ある 








と 認め られ る こと 。 























オ 労働 福祉 の 状況 が 受注 者 と し て 不適 当 で ある と 認め られ る こと 。 
力 その他 、 不 公正 又は 不誠実 と 認め られ る 事由 等 が あり 、 受注 者 と し て 不適 当 で ある と 認め 


られ る こと 。 





























(2) 次 の 各 号 の いずれ か に 該当 する 企画 提案 書 は 無効 と する 。 




























































































































































































ア 民法 (明治 29 年 法律 第 89 号 ) 第 90 条 (公序良俗 違反 )、 第 93 条 ( 心 禅 留保 ) 、 第 94 条 
(虚偽 表示 ) 又は 第 95 条 (錯誤 ) に 該当 する 場合 。 

イ 記名 押印 を し て いな い 場 合 。 

ウ 誤字 、 脱 字 等 に より 必要 事項 が 確認 で き な い 場合 。 

エ 経常 共同 企業 体 に あっ て は 、 そ の 構成 員 全員 の 記名 押印 を し て いな い 場 合 。 
























































(3) 企画 提案 書 等 の 作成 及び 提出 に 要する 費用 は 、 提 出し た 者 の 負担 と し 、 当 該 企画 競争 が 
止 さ れ た 場合 で や っ て も 、 そ の 補償 を 請求 する こと が で き な い も の と する 。 

(4) 提出 され た 企画 提案 書 等 は 、 返 却 し な い 。 

(5) 提出 され た 企画 提案 書 等 は 、 当 該 企画 競争 に 係る 事務 以外 に 使用 し な い 。 

(6) 一 度 提出 し た 企画 提案 書 等 の 差し 替え 及び 再 提出 は 認め な い 。 



























































〒023-1111 岩手 県 奥州 市 江刺 大 通り 7 -13 

岩手 県 県 南 広域 振興 局 農政 部 農村 整備 室 農 地 整 備 課 
TEL 0197-35-8443 FAX 0197-35-8447 

担当 農地 整備 第 一 チー ム 生 内 、 佐 藤 


























(様式 企 一 1) 














年 月 日 
OO 広域 振興 局長 様 
住所 
商号 又は 名 称 
代表 者 氏名 印 














企画 提案 書 の 提出 に つい て 
下記 の と お り 、 企 画 競 争 公告 され た 応募 資格 を 証明 する た め の 書 類 を 添え て 提出 し ま 
な お 、 全 て の 記載 事項 及び 証 実 と 相違 な いこ と を 奪 約 し ます 。 
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1 工事 名 
OO 事業 OO 〇 地区 第 〇 OO 〇 号 工 事 
2 添付 資料 
(1) 会 社 等 の 資格 に 関す る 事項 
ア 登録 業者 に あっ て は 「 建 設 業 許可 書 の 写し 」 
イ 公益 社団 法人 等 に あっ て は 「 定 款 の 写し 」 








wm 












































































































































(2) 施工 実績 に 関す る 事項 
企画 競争 公告 3 の 応募 資格 で 定め る 施工 実績 を 確認 で きる 書類 (COR I NS の 写し 、 契約 
書 の 写 し 等 ) 

3 企画 提案 書 に 関す る 事項 

(1) 企画 提案 書 様式 1 (工事 の 実施 方 法 及び 手順 等 ) 

(2) 企画 提案 書 様式 2 (工事 の 実施 工程 ) 

(3) 企画 提案 書 様式 3 (会 社 等 の 施工 実績 及び 配置 予定 技術 者 の 施工 経験 ) 

(4) 企画 提案 書 様式 4 (工事 の 出来 形 管理 及び 品質 管理 方 法 ) 

(5) 企画 提案 書 様式 5 (積算 内 訳書 ) 









































担当 

















事 名 : 〇 〇 事業 O 〇 地区 第 〇 〇 号 工 事 
会 社 等 名 : OOOO 




































































自動 埋設 型 暗 湯 工法 に よる 工事 の 実施 方 法 及 び 手 順 等 を 具体 的 に 記載 する 。 
































































































































































































































工事 名 :O 〇 OO 事業 OO 〇 地区 第 〇 OO 〇 O 号 工事 
会 社 等 名 : OOOO 
上 種 上 程 人 備 
数 量 |] ] H | 施工 量 / 考 
OOO 工 
ハム ハム ハエ 
工 


































































































【留意 事项 】 

1 工種 毎 に 、 工 事 工程 を 具体 的 に 記載 する 。 

2 参考 資料 と し て 、 ネ ットワーク 工程 表 等 の 添付 を 可 と する 。 
3 工種 毎 に 着手 日 、 完 了 日 を 記載 する 。 





















































































































































































































































































































































(企画 提案 書 様式 3) 
会 社 等 の 施工 実績 及び 配置 予定 技術 者 の 施工 経験 
工事 名 : 〇 CO 事業 O 〇 地区 第 〇 〇 号 工 事 
会 社 等 名 : OOOO 
(施工 実績 ) 
工 事 名 
発 注 機関 名 
施 工 実 績 RE 3 
| 契 約 金 額 
期 
工 事 内 容 | 本 暗 栄 : 〇 Oha 、 衫 助 旱 渠 : OOha 
(施工 経験 ) 
技術 者 氏名 生 年 月 年 月 日 
雇 入 れ 年 月 日 (健康 保険 証 の 写し 等 を 添付 する こと 。) 
資格 免許 等 | (資格 証書 の 写し を 添付 する こと 。) 
工 事 名 
発 注 机 関 
施 工 场 所 
最終 契約 金額 
施 工 经 验 二 其 
工 事 内 容 | 本 暗 治 :O 〇 OQOha、 補 助 暗 兵 : OOha 
从 事 役 職 
CORINS 登録 の 有無 | 有 ・ 無 ( 有 の 場合 は 写し を 添付 する こと 。) 
【 留 意 事 項 】 
1 施工 実績 及び 施工 経験 は 、 過 去 15 年 間 の 自動 埋設 型 暗 演 工法 に よる も の に つい て 記載 する 。 
2 施工 実績 及び 施工 経験 は 、 引 渡し が 完了 し て いる も の に 限る 。 
3 施工 実績 及び 施工 経験 は 、 工 事 内 容 の 本 暗 楽 の 施工 面積 が 最も 大 きい 工事 に つい て 記載 する 。 
4 記載 し た 工事 の 施工 実績 及び 施工 経験 を 証明 する 書類 の 写し を 添付 する (請負 契約 書 等 )。 
























































































































































所 
nl 
了 
注 
N ヾ 
mR 
て 


理 及 び 品 質 管理 方 法 


























dn 











Ll 


工事 名 : 〇 OO 事業 OO 地区 第 OO 号 工 
会 社 等 名 : OOOO 








【 留 意 事項 】 


出来 形 管 理 及び 品質 





















































理 方 法 を 具体 的 に 記載 する 。 
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(企画 提案 書 様式 5) 
































工事 名: OO 事業 OO 地区 第 OO 号 工 事 
会 社 等 名 : OOOO 











備 








I 間接 工事 費 
共通 仮設 
現場 管理 費 


NH 


























/ 








で 











四 一 般 管 理 費 


消費 税 及 び 地 方 消費 税 


















































A 











へ 局 
ロ 口 




















【 留 意 事項 】 

企画 提案 書 の 内 容 を 踏ま えた 積算 内 訳 を 記載 する 。 
直接 工事 費 に つい て は 、 備 考 欄 に 内 訳 を 記載 する 。 
3 必要 に 応じ て 、 資 料 を 添付 する 。 
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本 暗 渠 工 及 众生 助 蜡 渠 工 过 傈 如 施工 步 持 丰 下 四 样式 代 从 二 式 记 人 才 国 和 0ODL 才 国 。 
な お 、 記 入 欄 は 必要 に 応じ て 加除 する 。 



























































〇 OO 工 步 可 (OO 当り ) 
名 称 規格 単位 | 。 数量 摘要 
(労務 区 分 名 称 ) 
(機械 名 称 ) [机 一 1】 
(材料 名 称 ) 
( 诸 灯 费 ) 



































( 注 ) 1 賃金 対象 8 時 間 の 歩 掛 を 記載 する 。 
2 労務 区 分 は 別紙 一 1 か ら 職 種 を 選定 し 記載 する 。 
3 機械 の 数 量 は 、 時 間 損 料 機械 の 場合 は 時 間 を 、 運転 日 損料 機械 の 場合 は 日 数 を 記載 
する 。 
4 材料 は ロス 等 を 含む 数 量 を 記入 する 。 
5 諸 雑 費 は 必要 に 応じ て 記載 する こと と し 、 労 務 費 に 対す る 割合 (%) で 記載 する 。 
また 、 捕 要 欄 に は 庄 雑 費 の 具体 的 な 内 容 を 記載 する 。 







































































【 機 一 1】 
〇 OO 〇 機械 〇 〇 当り 単価 表 
名 称 規格 単位 数 
(機械 名 称 ) 
(燃料 区 分 ) 
運転 手 区 分 ) 
注 ) 1 土地 改良 工事 積算 基準 (機械 経費 ) に 記載 され て いな い 、 特 殊 な 機械 を 使用 する 場 
合 は 、 規 格 欄 に メー カー 及び 型式 、 摘 要 欄 に 機械 損料 を 記載 する こと 。 
2 運転 手 の 数 量 は 、1/T で 記載 する 。( は 、 機 械 の 運転 1 日 当り 運転 時 間 ) 
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